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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. 7010/Ζ2/753 (1) 

Έγκριση Κανονισμού Διενέργειας Προμηθειών της ΕΡΤ - Α.Ε. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

. Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 4 του Ν. 1730/87 «Ελλη¬ 
νική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε.». 

2. Το Ν. 1797/88 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμί¬ 
σεις συναφών θεμάτων». 

3. Την αριθ. 159/29.4.91 θ. 4ο Απόφαση του Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου της ΕΡΤ-Α.Ε. 

4. Το αριθ. 15412/23.5.91 έγγραφο της ΕΡΤ - Α.Ε. 

5. Την αριθ. 2366/30.4.90 κοινή απόφαση «καθορισμός αρμο¬ 
διοτήτων του Υφυπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης Βύρωνα Πο¬ 
λύδωρα», αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε τον παρακάτω Κανονισμό Διενέργειας Προμηθειών 
της ΕΡΤ-Α.Ε.: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού 
Άρθρο 2 Προϋποθέσεις έγκρισης της προμήθειας 
Άρθρο 3 Διενέργεια προμηθειών 
Άρθρο 4 Δικαιούμενοι συμμετοχής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
Άρθρο 5 Προκήρυξη διαγωνισμού 
Άρθρο 6 Τεχνικές προδιαγραφές 
Άρθρο 7 Κανόνες δημοσιότητας 
Άρθρο 8 Γλώσσα 

Άρθρο 9 Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής 
Άρθρο 10 Ενώσεις προμηθευτών 

Άρθρο 11 Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων προμηθευτών για 
συμμετοχή στους κλειστούς διαγωνισμούς 
Άρθρο 12 Προθεσμίες διαγωνισμών 
Άρθρο 13 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 
Άρθρο 14 Προσφορές 
Άρθρο 15 Χρόνος ισχύος προσφορών 
Άρθρο 16 Αντιπροσφορές 
Άρθρο 17 Ενστάσεις 
Άρθρο 18 Προσφερόμενη τιμή 


Άρθρο 19 Αναπροσαρμογή τιμών 

Άρθρο 20 Προέλευση των προσφερομένων υλικών 

Άρθρο 21 Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών 

Άρθρο 22 Αξιολόγηση προσφορών 

Άρθρο 23 Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

Άρθρο 24 Συνέχιση διαγωνισμού 

Άρθρο 25 Αποτελέσματα διαγωνισμού 

Άρθρο 26 Ανακοίνωση Κατακυρώσεως - Ανάθεσης 

Άρθρο 27 Συμβάσεις 

Άρθρο 28 Εγγυήσεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ- 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Άρθρο 29 Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών 
Άρθρο 30 Παραλαβή υλικών-χρόνος παραλαβής και έλεγχος υλι¬ 
κών 

Άρθρο 31 Ναύλωση ασφάλιση 
Άρθρο 32 Ανακοίνωση φόρτωσης 
Άρθρο 33 Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό 
Άρθρο 34 Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση - παράδοση 
Άρθρο 35 Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση 
Άρθρο 36 Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου 
Άρθρο 37 Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για 
πληρωμή προμηθευτή στο εσωτερικό 
Άρθρο 38 Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για 
πληρωμή προμηθευτή στο εξωτερικό 
Άρθρο 39 Δείγματα - Δειγματοληψία - Εργαστηριακές εξετά¬ 
σεις 

Άρθρο 40 Ανωτέρα βία 
Άρθρο 41 Επίλυση διαφορών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 42 Συγκρότηση συλλογικών οργάνων κ.λ.π. 

Άρθρο 43 Εγγύηση - Παραγραφή 
Άρθρο 44 Αποκλεισμός προμηθευτή 
Άρθρο 45 Μητρώο προμηθευτών 
Άρθρο 46 Αναθεώρηση αποφάσεων 
Άρθρο 47 Γενικοί όροι διαγωνισμών 
Άρθρο 48 Εξαιρέσεις 

Άρθρο 49 Διαχωρισμός προμήθειας/εκτέλεσης έργου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 50 Μεταβατικές διατάξεις 
Άρθρο 51 Ισχύς Κανονισμού Προμηθειών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο του Κανονισμού 

1. Αντικείμενο του κανονισμού προμηθειών της ΕΡΤ-Α.Ε. είναι ο 
καθορισμός των γενικών αρχών που διέπουν τις προμήθειες, οι 
οποίες είναι απαραίτητες για την οργάνωση, εκμετάλλευση, λειτουρ¬ 
γία και ανάπτυξή της. 

2. Προμήθειες νοούνται: 

α) Οι προμήθειες παγίων, αποθεμάτων και αναλωσίμων υλικών. 

β) Οι προμήθειες υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά είναι η εκτύπωση 
του περιοδικού ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, οι ασφαλίσεις περιουσιακών 
στοιχείων και του προσωπικού, οι εκτελωνισμοί, οι μεταφορές, οι μι¬ 
σθώσεις παγίων και υπηρεσιών, οι εκτυπώσεις εντύπων, οι συντηρή¬ 
σεις, επισκευές, εγκαταστάσεις κ.λ.π. 

3. Οι προμήθειες κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες από 
πλευράς διαχειριστικής παρακολούθησης: 

α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 

1) Ενσωμάτων πολυετούς απόσβεσης 

2) Ενσωμάτων ετήσιας απόσβεσης 

3) Ασωμάτων πολυετούς απόσβεσης 

4) Ασωμάτων ετήσιας απόσβεσης. 

β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΩΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙ¬ 
ΚΩΝ 

1) Διακινουμένων μέσω αποθηκών 

2) Άμεσης ανάλωσης. 

γ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1) Υπηρεσιών διάρκειας 

2) Υπηρεσιών άμεσων. 

Άρθρο 2 

ϋ 

Προϋποθέσεις έγκρισης της προμήθειας 

Προϋπόθεση έγκρισης οποιασδήποτε προμήθειας είναι: 

1. Προγραμματισμός και καταχώρηση της προμήθειας στο ετή¬ 
σιο διετές ή πενταετές πρόγραμμα προμηθειών της ΕΡΤ-Α.Ε. 

2. Εξασφάλιση της αντίστοιχης πίστωσης στον προϋπολογι¬ 
σμό. 

3. Εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων που προβλέπονται 
από γενικότερες κυβερνητικές αποφάσεις για τις προμήθειες που 
εντάσσονται στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών. 

... 4. Αίτηση προμήθειας με πλήρη περιγραφή των χαρακτηριστι¬ 
κών στοιχείων που δίνουν ολοκληρωμένη εικόνα για προμήθεια και 
τις μετέπειτα διαδικασίες (είδος, ποσότητα, αναγκαιότητα, τρόπος 
προμήθειας, χρόνος παράδοσης, τόπος και τρόπος παράδοσης - 
εφάπαξ ή τμηματικά κ.λ.π.). 

5. Τεχνικές προδιαγραφές. 

Άρθρο 3 

Διενέργεια Προμηθειών 

Οι προμήθειες διενεργούνται είτε με διαγωνισμό είτε με απ’ ευ¬ 
θείας ανάθεση. 

1. Οι διαγωνισμοί διακρίνονται σε ανοχτούς, κλειστούς και πρό¬ 
χειρους. 

α) Ανοιχτός είναι ο διαγωνισμός στον οποίο μπορεί να υποβάλει 
προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής ύστερα από δημο¬ 
σίευση περίληψης της διακήρυξης στον τύπο. 

β) Κλειστός είναι ο διαγωνισμός στον οποίο μπορούν να υποβά¬ 
λουν προσφορά μόνο εκείνοι οι προμηθευτές που προσκαλούνται για 
το σκοπό αυτό και γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

Δημοσιεύεται περίληψη της διακήρυξης στον τύπο με την οποία 
καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. 

Στη συνέχεια επιλέγονται μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν 
τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του παρόντος, εκείνοι 
που θα κληθούν για την υποβολή των προσφορών. 

γ) πρόχειρος είναι ο διαγωνισμός που γίνεται με συνοπτική διαδι¬ 
κασία κατά την οποία δεν ισχύουν οι όροι του ανοιχτού και κλειστού 
διαγωνισμού και διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή υπαλλήλων 
της ΕΡΤ - Α.Ε. 

δ) Πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται για προμήθεια υλικών 
ετήσιας συνολικής δαπάνης από 1.000.000 δρχ, μέχρι 2.000.000 


δρχ. 2.α. Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας επιτρέπεται στις πα¬ 
ρακάτω περιπτώσεις. 

(1) Αν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν υποβλήθηκε προ¬ 
σφορά ή αν οι προσφορές που υποβλήθηκαν κρίθηκαν απαράδεκτες, 
εφόσον οι αρχικοί όροι διακήρυξης δεν μεταβάλλονται ουσιωδώς. 

(2) ’Οταν για τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους ή για λόγους 
που σχετίζονται με την προστασία δικαιωμάτων αποκλειστικότητας, 
τα προς προμήθεια υλικά κατασκευάζονται ή παραδίδονται μόνο από 
ορισμένο προμηθευτή. 

(3) 'Οταν τα είδη κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς 
έρευνας πειραμάτων, μελετών και προτύπων εφαρμογής. 

(4) Όταν στα πλαίσια ερευνητικών κατασκευών, κριθεί σκόπιμο 
ότι τα υλικά που παράγονται σε πειραματικό στάδιο πρέπει να ανατε¬ 
θούν στις συμμετέχουαες στην πειραματική κατασκευή, επιχειρή¬ 
σεις. 

(5) 'Οταν για λόγους επείγουσας ανάγκης που οφείλεται σε απρό¬ 
βλεπτες καταστάσεις, δεν είναι δυνατό να τηρηθούν οι προθεσμίες 
που προβλέπονται από τον κανονισμό προμηθειών για τους διαγωνι¬ 
σμούς. 

(6) Για συμπληρωματικές προμήθειες από τον αρχικό προμη¬ 
θευτή, εφόσον η αλλαγή του θα υποχρέωνε την ΕΡΤ - Α.Ε. να αγο¬ 
ράσει υλικά με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά που θα ήταν 
ασυμβίβαστα ή θα προκαλούσαν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ή 
οικονομικές επιβαρύνσεις στη λειτουργία ή συντήρησή τους. 

(7) Όταν η προμήθεια των υλικών ή υπηρεσιών κρίνεται σκόπιμο 
να ανατεθεί σε ερευνητικά, εκπαιδευτικά ή παρόμοια ιδρύματα. 

(8) Όταν πρόκειται για υπόθεση που αφορά απόρρητα του κρά¬ 
τους - ο χαρακτηρισμός ως κρατικού απόρρητου δίνεται με προη¬ 
γούμενη απόφαση του πρωθυπουργού - ή όταν η εκτέλεση των προ¬ 
μηθειών πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά μέτρα ασφαλείας με βάση 
το νόμο, κανονισμό ή διοικητική πράξη, ή όταν έτσι απαιτούν βασικά 
συμφέροντα της ασφάλειας του κράτους. 

(9) Για την προμήθεια υλικών, η δαπάνη των οποίων δεν υπερ¬ 
βαίνει κατ’ είδος σε ετήσια βάση το ποσό των 1.000.000 δρχ. 

β) Προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας ανά¬ 
θεσης απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ - 
Α.Ε. ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου με την οποία παρέ¬ 
χεται η σχετική έγκριση. 

Σε περίπτωση που προηγείται διαγωνισμός της απευθείας ανάθε¬ 
σης, η παραπάνω απόφαση υποκαθίσταται από την απόφαση κρί- 
σεως των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

Άρθρο 4 

Δικαιούμενοι συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στις προμήθειες της ΕΡΤ - Α.Ε. έχουν: 

1. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

2. Συνεταιρισμοί. 

3. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
Άρθρο 5 

Προκήρυξη διαγωνισμού 

1. Οι όροι της διακήρυξης κάθε διαγωνισμού πρέπει να είναι σα¬ 
φείς και πλήρεις. 

2. Στις περιπτώσεις ανοικτού διαγωνισμού η διακήρυξη περιλαμ¬ 
βάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) Το είδος του διαγωνισμού. 

β) Το είδος, την ποσότητα και τις τεχνικές προδιαγραφές των 
προς προμήθεια υλικών. 

γ) Τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης των υλικών ως 
και τον χρόνο παραλαβής τους. 

δ) Το όνομα, τη διεύθυνση, τον αρμόδιο υπάλληλο, τον αριθμό τη¬ 
λεφώνου, την τηλεγραφική διεύθυνση και τον αριθμό τηλετύπου της 
ενδιαφερομένης Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

ε) Την προθεσμία μέσα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
ζητήσουν από την υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό τα σχετικά 
έγγραφα, το ποσό που τυχόν απαιτείται να καταβληθεί για την χορή- 
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γηση των εγγράφων αυτών καθώς και τους όρους πληρωμής αυτού. 

στ) Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τις 
ημερομηνίες, ώρα και τόπο αποσφράγισης, καθώς και τα πρόσωπα 
που δικαιούνται να παρίστανται. 

ζ) Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής, 
η) Τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα καθώς και τον χρόνο υποβο¬ 
λής των εγγυήσεων, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις, εάν τυχόν ζη¬ 
τούνται. 

θ) Την πηγή της χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρωμής. 

1. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που είναι αναγκαία για την 
εκτίμηση του κατώτατου ορίου οικονομικών και τεχνικών προϋπο¬ 
θέσεων τα οποία η ενδιαφερόμενη υπηρεσία απαιτεί από τους προμη¬ 
θευτές. 

10. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και την κα- 
τακύρωση της προμήθειας. Στην περίπτωση που κριτήριο είναι η 
συμφερότερη προσφορά καθορίζονται και τα στοιχεία με βάση τα 
οποία γίνεται η αξιολόγηση της προσφοράς. 

ιβ) Την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από την αρ¬ 
μόδια υπηρεσία, την διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν και 
την γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να έχουν συνταχθεί. 

ιγ) Την ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακύρηξης στην 
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για 
δημοσίευση, όπου τούτο απαιτείται. 

ιδ) Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών, 
ιε) Τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος, εφόσον κρί- 
νεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος. 

ιστ) Τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνε¬ 
πάγεται οπωσδήποτε την απόρριψη της προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις κλειστού διαγωνισμού, η διακήρυξη περιλαμ¬ 
βάνει τουλάχιατον τα ακόλουθα: 

α) Τα στοιχεία της παραπάνω παραγράφου 2 του άρθρου τούτου, 
εκτός των στοιχείων των εδαφίων ε, ιβ και ιδ. 

β) Τον τύπο και το περιεχόμενο των αιτήσεων συμμετοχής, την 
προθεσμία για την υποβολή τους στην αρμόδια υπηρεσία,, τη διεύ¬ 
θυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν και τη γλώσσα ή τις γλώσ¬ 
σες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν. 

γ) Την ημερομηνία μέχρι την οποία θα αποσταλούν από την ενδια¬ 
φερόμενη υπηρεσία οι προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών. 

4. Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών περιλαμβάνει του¬ 
λάχιστον τα ακόλουθα: 

α) Την προθεσμία για την υποβολή των προσφορών, τη διεύθυνση 
στην οποία πρέπει να αποσταλούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις 
οποίες πρέπει να έχουν συνταχθεί. 

β) Τ’ αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τα 
πρόσωπα που μπορούν να παρίστανται καθώς και την ημερομηνία, 
ώρα και τόπο αποσφράγισης. 7 

γ) Την διάρκεια ισχύος των προσφορών. 

Με την πρόσκληση αποστέλλεται σ αυτούς που επιλέχθηκαν για 
υποβολή προσφορών και η σχετική διακήρυξη. 

5. Στις περιπτώσεις πρόχειρου διαγωνισμού δεν απαιτείται δια¬ 
κήρυξη. 

Άρθρο 6 

Τεχνικές προδιαγραφές * 

1. Σε κάθε, διακήρυξη και σύμβαση, επισυνάπτεται η τεχνική 
προδιαγραφή του προς προμήθεια υλικού, ή αναφέρεται συγκεκρι¬ 
μένη προδιαγραφή. 

2. οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών ορίζονται 
από την υπηρεσία για την οποία προορίζονται και περιλαμβάνουν 
όλα εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ώστε τα υλικά αυτά να εκ¬ 
πληρώνουν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 

3. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή όρων στις διακηρύξεις, στις συμ¬ 
βάσεις προμηθειών και στις τεχνικές προδιαγραφές που να προσδιο¬ 
ρίζουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης, ή μεθόδους 
επεξεργασίας οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν ορισμένες 
επιχειρήσεις, ή προϊόντα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων κατά τις 
οποίες το αντικείμενο της διακήρυξης δεν επιτρέπει την κατάρτιση 
συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών. Επίσης δεν επιτρέπεται να 
αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές σε εμπορικά σήματα, διπλώ¬ 
ματα ευρισιτεχνίας, τύπους ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής, 
εκτός εάν υποχρεωτικά συνοδεύονται από τις λέξεις «ή αντίστοιχο» 


και εφόσον δεν είναι σαφής και πλήρως κατανοητές από όλους τους 
ενδιαφερομένους. Οι τεχνικές προδιαγραφές θα περιλαμβάνουν, 
όταν απαιτείται, τις μεθόδους ποιοτικού ελέγχου των υλικών κατά 
την παραλαβή και τα εργαστήρια στα οποία διενεργούνται οι έλεγ¬ 
χοι. 

Άρθρο 7 

Κανόνες Δημοσιότητας 

1. Στις περιπτώσεις ανοικτού και κλιστού διαγωνισμού, η ΕΡΤ - 
Α.Ε., μεριμνά για ευρεία γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης 
και ειδικότερα: 

α) Για τη δημοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της 
διακήρυξης σε δύο τουλάχιστον οικονομικές εφημερίδες και σε το¬ 
πική εφημερίδα, εάν υπάρχει, όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται 
από Περιφερειακή Υπηρεσία. 

β) Για την ανάρτηση της περίληψης σε εμφανές μέρος της υπηρε¬ 
σίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

γ) Για την αποστολή της διακήρυξης στα διάφορα Επιμελητήρια, 
Συνδέσμους, Πρεσβείες και στον Ελληνικό οργανισμό Μικρομεσαίων 
Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ). Στην 
περίπτωση κλειστού διαγωνισμού αποστέλλεται η σχετική ανακοί¬ 
νωση. 

δ. Για τη διάθεση της διακήρυξης ή της σχετικής ανακοίνωσης σε 
περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, στους ενδιαφερομένους από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψής της. 

2. Πέραν από την παραπάνω σημοσίευση, περίληψη της διακήρυ¬ 
ξης αποστέλλεται στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρω¬ 
παϊκών Κοινοτήτων, εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία, εκτός του 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, είναι ίση ή μεγαλύτερη από την αντί- 
στοιχη αξία σε δραχμές 200.000 Ευρωπαϊκών Λογιστικών Μονά¬ 
δων, ποσόν το οποίο ισχύει κατά την έκδοση του παρόντος, ή την 
αντίστοιχη αξία, ύστερα από ενδεχόμενη αναπροσαρμογή του παρα¬ 
πάνω ποσού. 

3. Η δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στον ελληνικό 
Τύπο δεν γίνεται πριν από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης 
της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊ¬ 
κών Κοινοτήτων, η οποία πρέπει να αναφέρει και την ημερομηνία 
αυτή και δεν μπορεί να περιέχει πληροφορίες διάφορες από τις δημο¬ 
σιευόμενες στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτή¬ 
των. 

4. Η δαπάνη για τη δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης στον 
μεν ελληνικό Τύπο, βαρύνει την ΕΡΤ Α.Ε., στην δε Επίσημη Εφημε¬ 
ρίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Κοινότητα. 

5. Όλα τα παραπάνω ισχύουν και σε κάθε περίπτωση που απαι¬ 
τείται δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με διαγωνισμό που έχει 
προκηρυχθεί. 

Άρθρο 8 

Γλώσσα 

1. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των δια¬ 
γωνισμών και τη συμμετοχή σ’ αυτούς συντάσσονται στην Ελληνική 
γλώσσα. 

2. Από τη διακήρυξη μπορεί να επιτρέπεται η υποβολή των τεχνι¬ 
κών στοιχείων της προσφοράς στην Αγγλική γλώσσα. 

Άρθρο 9 

Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής 

1. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς πρέπει να 
ασκούν επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. 

2. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλλουν 
μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Οι Έλληνες πολίτες: 

(1) Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

(2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τε¬ 
λευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδι- 
κασθεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας. 

β) Οι Αλλοδαποί: 

(1) Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 
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(2) Απόσπασμα ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρ¬ 
μόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής 
τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, καθώς και οι συνε¬ 
ταιρισμοί, εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

δ) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

(1) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για 
κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. 

(2) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προ¬ 
μηθευτών που αποτελούνται από Μικρομεσαίες Μεταποιητικές Επι¬ 
χειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις 
οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού 
είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα 
και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους πα¬ 
ραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό με¬ 
γαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και 
μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την ημερο¬ 
μηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προ¬ 
σφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικά, 
που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προ¬ 
κύπτει ότι ανταποκρίνεται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη 
χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοι¬ 
κητής της Τράπεζας Ελλάδος. 

4. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συμμε¬ 
τοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον 
έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα 
γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό. 

5. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με 
εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά βεβαίωση 
εκπροσώπησης. 

6. Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιη¬ 
τικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, 
μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή 
που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιο¬ 
γράφου. Για τους προμηθευτές που στη Χώρα τους δεν προβλέπεται 
από το νομο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με 
υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του 
δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιο¬ 
γράφου.. 

Άρθρο 10 

Ενώσεις προμηθευτών 

1. Στους διενεργούμενους διαγωνισμούς, δικαιούνται συμμετο¬ 
χής και ενώσεις προμηθευτών. 

2. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία 
απογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που 
αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτους πρέπει να 
αναγράφεται η ποσότητα του υπικού ή το μέρος αυτού που αντιστοι¬ 
χεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 

3. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύ- 
νεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της 
προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης 
της σύμβασης. 

4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε 
λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προ¬ 
σφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκλη¬ 
ρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλε¬ 
σης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευ¬ 
θύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και όρους. 

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώ¬ 
σεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση πρέ¬ 
πει να εγκριθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου. · 


Άρθρο 11 

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων προμηθευτών για συμμετοχή 
τους σε κλειστούς διαγωνισμούς 

1. Για την επιλογή των προμηθευτών που θα κληθούν να υποβάλ¬ 
λουν προσφορές και προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά 
τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους, χρηματοπιστωτική και οι¬ 
κονομική γενικότερα κατάστασή τους και οι τεχνικές δυνατότητές 
τους, λαμβάνονται υπόψη: 

α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης, 
β) Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση 
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

γ) Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβα¬ 
τικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της προς την 
ΕΡΤ - Α.Ε. 

Δ) Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την πα¬ 
ροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία, 
ε) Η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης, 
στ) Η επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρησης, το 
εύρος της δραστηριότητάς της και το κύρος της. 
ζ) Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης, 
η) Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχεί- 
ρηση. 

θ) Η παραγωγική δυνατότητα, 
ι) Η ποιότητα των προϊόντων. 

ια) Κάθε άλλο κριτήριο υπό την προϋπόθεση ότι τούτο θα αναφέ- 
ρεται στην διακήρυξη. 

2. Όσοι, από αυτούς που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις 
επιλέγουν να υποβάλλουν προσφορά, με απόφαση του αρμόδιου ορ¬ 
γάνου, οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του άρθρου του 
παρόντος, εκτός εκείνων που έχουν ήδη προσκομισθεί και δεν έχει 
λήξει η ισχύς τους. 

Άρθρο 12 

Προθεσμίες διαγωνισμών 

1. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς. 

α) Η προθεσμία για την διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού δεν 
πρέπει να είναι μικρότερη των 36 ημερών από την ημερομηνία απο¬ 
στολής της περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή από την ημερομηνία δημοσίευσής 
της στο ελληνικό τύπο, όταν δεν απαιτείται δημοσίευση στην επί¬ 
σημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος. 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την 
προθεσμία αυτήν ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να περιοριστεί, με από¬ 
φαση του αρμόδιου οργάνου, μέχρι είκοσι (20) ημέρες για τις προμή¬ 
θειες των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία, χωρίς τον φόρο προστι¬ 
θέμενης αξίας, είναι μικρότερη από την αντίστοιχη αξία σε δραχμές 
των διακοσίων χιλιάδων (200.000). Ευρωπαϊκών Λογιστικών Μο¬ 
νάδων. 

β) Εφόσον, από τους ενδιαφερομένους προμηθευτές, ζητηθούν 
έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, 
αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς, μέσα σε τέσσερις (4) 
εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. 

γ) Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, 
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι (6) 
τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για 
την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες 
αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες 
ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. 

2. Στους κλειστούς διαγωνισμούς: 

α) Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο 
κλειστό διαγωνισμό δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 21 ημερών 
από την ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης στην 
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για 
δημοσίευση, ή από την ημερομηνία δημοσίευσής της στον Ελληνικό 
τύπο, όταν δεν απαιτείται δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 
του παρόντος. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι κα¬ 
θιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να περιορι- 
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σθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, μέχρι 12 ημέρες. Για τον 
καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες 
της αποστολής περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή της δημοσίευσης στον 
Ελληνικό τόπο και της τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή της 
αίτησης συμμετοχής. 

β) Στους προμηθευτές που έχουν επιλεγεί για την υποβολή προ¬ 
σφοράς, αποστέλλεται έγγραφη πρόσκληση ταυτόχρονα και με τους 
ίδιους όρους. 

γ) Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν πρέπει να 
είναι μικρότερη των 21 ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της 
έγγραφης πρόσκλησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες 
λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να 
περιορισθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, μέχρι 10 ημέρες, 
από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης. Για τον 
καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται και οι ημερο¬ 
μηνίες της αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης και της τελευταίας 
ημερομηνίας για την υποβολή της προσφοράς. 

δ) Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμο συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικές με την συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) 
τουλάχιστο ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την 
υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες απο- 
στέλλονται η παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέ¬ 
ρες μετά την λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμο¬ 
στη, τότε μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ημέρες, πριν από την ημε¬ 
ρομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 

3. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να μετατίθεται η 
ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή της διενέρ¬ 
γειας διαγωνισμού, με ή χωρίς τροποποιήσεις των όρων της πρό¬ 
σκλησης ή της διακήρυξης. Όταν .η μετάθεση γίνεται χωρίς τροπο¬ 
ποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, το χρονικό διά¬ 
στημα της μετάθεσης ορίζεται με την παραπάνω απόφαση. Όταν η 
μετάθεση γίνεται με τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της 
διακήρυξης, πρέπει από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής 
ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμε- 
τοχής ή διενέργειας του διαγωνισμού, να μεσολαβεί χρονικό διά¬ 
στημα όχι μικρότερο του ορισθέντος από την αρχική πρόσκληση ή 
διακήρυξη, εκτός αν από την απόφαση μετάθεσης προβλέπεται η σύ¬ 
ντμηση του χρόνου αυτού, τηρούμενων των προθεσμιών που ορίζο¬ 
νται στις προηγούμενες παραγράφους. 

Στις περιπτώσεις αυτές, όσον αφορά την δημοσίευση ακολουθείται 
η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 7 του παρόντος. 

Άρθρο 13 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό, πρέπει να ανα¬ 
θέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στη προθεσμία που ορίζεται από τη 
σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. 

2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια Υπηρεσία 
που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

3. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί 
με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν, και δείγματα του υλικού, 
αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην υπηρεσία, ή δε 
σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. Κατάθεση 
δείγματος δεν απαιτείται σε περίπτωση που έχει ήδη κατατεθείκατά 
την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστό διαγωνι¬ 
σμό. 

4. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με 
οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απα¬ 
ραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία 
μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνι¬ 
σμού. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, 
επιτρέπεται η αποστολή του σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, 
υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέ¬ 
χρι τέσσερις (4) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέρ¬ 
γειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται 
απαραίτητα στο φάκελλο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία. 

5. Στις περιπτώσεις που.οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά απο- 
στελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις 


των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβά- 
νονται υπόψη. 

6. Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε 
τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζο¬ 
νται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που πάραλαμβάνουν 
τις προσφορές προς της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται 
από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγι- 
σθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη 
διαδικασία. Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού τυχόν υποβλη- 
θείσα προσφορά από προμηθευτή που δεν προσκλήθηκε προς τούτο, 
επιστρέφεται από την Υπηρεσία χωρίς να αποσφραγισθεί. Επίσης 
επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υπο¬ 
βάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκ¬ 
πρόθεσμα. 

7. Στον φάκελλο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρι- 
νώς: ■ 

α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την 
προμήθεια. 

γ) Ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

8. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο όργανο 
ακόμη κι αν το ίδιο είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, δεν 
είναι υποχρεωμένο νε ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζομένων 
ή των προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης. 

Άρθρο 14 
Προσφορές 

Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται 
μέσα σε φάκελλο σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει 
τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 του παρόντος. Μέσα στο 
φάκελλο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

α) Σε περίπτωση που 6 διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμη¬ 
λότερη μόνο τιμή, στον κυρίως φάκελλο προσφοράς τοποθετούνται 
όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύήση συμμετοχής. Τα 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγι¬ 
σμένο φάκελλο, μέσα στον κυρίως φάκελλο, με την ένδειξη «ΤΕ¬ 
ΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς το¬ 
ποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελλο, επίσης μέσα στον κυ¬ 
ρίως φάκελλο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη συμ- 
φερότερη προσφορά, στον κυρίως φάκελλο προσφοράς τοποθετούνται 
όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα 
τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως κατα¬ 
τάσσονται στις ομάδες που αναφέρονται στο άρθρο 22 του παρόντος, 
τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελλο, μέσα στον κυρίως 
φάκελλο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονομικά 
στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φά¬ 
κελλο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελλο, με την ένδειξη «ΟίΚΟΝΟ- 
ΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

2. Οι φάκελλοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν 
και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλλου. 

3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 
δυνατόν* λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φά¬ 
κελλο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυ¬ 
ρίως φάκελλο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και 
τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλλου. 

4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προ¬ 
σθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρ¬ 
θωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από 
τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγι¬ 
σης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την 
τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προ¬ 
σφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την 
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προ¬ 
σφορών. 

5. Οι προσφορές χαρτοσημαίνόνται σύμφωνα με το νόμο περί 
χαρτοσήμου. Οι προσφορές υποβάλλονται απευθείας από αλλαδα- 
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πούς προμηθευτές ταχυδρομικώς, δεν υπόκεινται στην παραπάνω 
χαρτοσήμανση. Οι προσφορές που υποβάλλονται από αλλοδαπούς 
προμηθευτές μέσα εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους στην Ελ¬ 
λάδα θα είναι χαρτοσημασμένες. 

6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυ- 
λάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν 
κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα 
τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προ¬ 
σφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς 
που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου 
να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται 
αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τρο¬ 
ποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή 
της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από αρ¬ 
μόδιο όργανο. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται 
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

7. Προσφορά για μέρος της ποσότητας που προκηρύχθηκε, απορ¬ 
ρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Άρθρο 15 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές τριάντα 
(30) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην διακήρυξη ή την πρόσκληση, κα¬ 
θώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προ¬ 
σφορά τους. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομέ- 
νου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητη¬ 
θεί από την Υπηρεσία, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο 
με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παρα¬ 
πάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. 

Άρθρο 16 
Αντιπροσφορές 

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. 

Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδε- 
κτές. * 

Άρθρο 17 

Ενστάσεις 

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμό¬ 
τητας διενεργειάς του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, υπο¬ 
βάλλεται στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρε¬ 
σία εγγράφως ως εξής: 

α) Κατά της διακήρυξης τού διαγωνισμού. 

(1) Στον ανοιχτό διαγωνισμό, μέσα στο μισό, του χρονικού δια¬ 
στήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της πρρθεσμίας αυ¬ 
τής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της δια¬ 
κήρυξης και διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θε¬ 
ωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο όρ¬ 
γανο που διενεργεί τον διαγωνισμό και η σχετική απόφαση εκδίδεται 
το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του 
διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής από¬ 
φασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που με την παραπάνω 
απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρμόζονται τα < ,κ- 
ζόμενα στο άρθρο 12 παρ. 3 του παρόντος. 

(2) Στον κλειστό διαγωνισμό, μόνο από εκείνους που επιλέγησαν 
να υποβάλλουν προσφορά, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος 
από την ημερομηνία αποστολής σ’ αυτούς της διακήρυξης μέχρι την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό προ¬ 
θεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες αποστολής της 
διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. 

β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της 
συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνι¬ 
σμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία 


διενέργειάς του. Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού ένσταση 
υποβάλλεται μόνο από εκείνους που επιλέγησαν να υποβάλουν προ¬ 
σφορά. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγω¬ 
νισμού άλλα εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει 
την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στο αρμόδιο για 
την κατακύρωση όργανο, το οποίο αποφαίνεται τελικά. 

2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους 
προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. 

3. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό 
κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σ’ αυτόν κατά του 
οποίου στρέφεται. 

Άρθρο 18 
Προσφερόμενη τιμή 

1. Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται 
ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στην διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμ¬ 
βάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβά¬ 
ρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. 

2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε δραχμές ή συνάλλαγμα σύμ¬ 
φωνα με τα καθοριζόμενα από τη διακήρυξη. Οι τιμές σε συνάλ¬ 
λαγμα εκφράζονται στο νόμισμα της χώρας προέλευσης του υλικού ή 
σε δολλάρια ΗΠΑ ή στο νόμισμα που καθορίζεται σε εμπορική συμ¬ 
φωνία που υπάρχει μεταξύ Ελλάδος και της Χώρας προέλευσης του 
υλικού. Η ΕΡΤ-ΑΕ δεν υποχρεούται να προβεί στην πληρωμή με το 
νόμισμα της προσφοράς, αλλά με το νόμισμα στο οποίο πραγματο¬ 
ποιούνται οι πληρωμές από την Τράπεζα της Ελλάδος προς την 
Χώρα προέλευσης του υλικού. Με την ισχύουσα επίσημη’ τιμή πώλη¬ 
σης σε δραχμές του νομίσματος τούτου γίνεται και η σύγκριση της 
προσφοράς. 

3. ’Οταν από τη διακήρυξη καθορίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή 
θα είναι σε δραχμές, προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με 
ρήτρα συναλλάγμαος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης, όταν 
από τη διακήρυξη καθορίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε 
συνάλλαγμα, προσφορά για εγχώριο προϊόν θα δίδει τιμή σε δραχμές 
διαφορετκά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4. Εφόσον από την διακήρυξη προβλέπεται οι τιμές να προσφέρο- 
νται σε συνάλλαγμα, για την σύγκριση των προσφορών, μετατρέπο- 
νται σε δραχμές με βάση την ισχύουσα επίσημη τιμή πώλησης σε 
δραχμές του συναλλάγματος, κατά την ημέρα της διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. 

5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προ- 
βλέπεται από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προ¬ 
σφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα 
που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με 
απόφαση του αρμόδιου οργάνου. 

Άρθρο 19 

Αναπροσαρμογή τιμών 

1. Όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται χρόνος παράδοσης των 
υλικών μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών, τότε ορίζεται στη δια¬ 
κήρυξη όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής. Στην περίπτωση αυτή 
πρέπει υποχρεωτικά να καθορίζεται στη διακήρυξη ο τύπος,, ο τρό¬ 
πος και οι προϋποθέσεις της αναπροσαρμογής. Μεταξύ αυτών που 
θα λαμβάνονται υπόψη για την αναπροσαρμογή των τιμών είναι τα 
εξής: 

α) Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την 
πρόκληση και υπολογίζεται μέχρι και την ημερομηνία παράιδοσης 
των υλικών. 

β) Αναπροσαρμογή σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων χο¬ 
ρηγείται για τις ποσότητες που ορίζονται από τη διακήρυξη να παρα¬ 
δοθούν μετά>'την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών. 

γ) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του 
προμηθευτή, ο χρόνος του εκπροθέσμου δεν υπολογίζεται για την 
αναπροσαρμογή. 

δ) Η τυχόν προκαταβολή που χορηγήθηκε, αφαιρείται από την 
προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία. 
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2. Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά την κρίση της ΕΡΤ-ΑΕ μπορεί να 
ορίζεται στη διακήρυξη όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής ακόμη 
και αν το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα παράδοσης των ειδών εί¬ 
ναι μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών. 

3. Για την πληρωμή του επί πλέον ποσού που προκύπτει μετά την 
αναπροσαρμογή δεν απαιτείται σύναψη συμπληρωματικής σύμβα- 
σης. 

4. 'Οταν από τη διακήρυξη προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών, 
προσφορά με τιμές σταθερές απορρίπτεται. 

Άρθρο 20 

Προέλευση των προσφερομένων υλικών 

Οι προμηθευτές υποχρεούνται ανάλογα με τη μορφή του διαγωνι¬ 
σμού να αναφέρουν στις αιτήσεις συμμετοχής ή στις προσφορές τους 
την χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. 

Άρθρο 21 

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών. 

1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών 
προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφο¬ 
ρών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται πό την σχετική διακήρυξη 
ή πρόσκληση. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο 
μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζο¬ 
νται, αλλά παραδ'ιδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθε¬ 
σμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

α) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμη¬ 
λότερη μόνο τιμή, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελλος καθώς και ο 
φάκελλος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζο¬ 
νται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική 
προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελλος της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παρα¬ 
πάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειμένου να απο- 
σφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη 
ή την πρόκληση. 

β) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την συμ- 
φερότερη προσφορά, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελλος καθώς και 
ο φάκελλος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και απο¬ 
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και 
τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. Για την οικονομική 
προσφορά ακολουθείται η ίδια παραπάνω διαδικασία. 

2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο 
προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, κα¬ 
θώς και των δικαιολοογητικών που υπέβαλαν, κατά διαγωνισμό, 
όταν πρόκειται για περισσότερες από ένα διαγωνισμούς, σε πρακτικό 
το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 

3. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στην περίπτωση ανοι¬ 
κτού διαγωνισμού δημόσια, στην περίπτωση δε του κλειστού διαγω¬ 
νισμού παρουσία μόνο αυτών που κλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά 
ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, τους οποίους καλεί το αρμό¬ 
διο όργανο με βάση πίνακα που του έχει παραδώσει η αρμόδια για 
την εκτέλεση της προμήθειας υπηρεσία. Προσφορά που υποβλήθηκε 
από προμηθευτές που δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα 
της υπηρεσίας, δεν αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται στην υπηρε¬ 
σία για επιτροφή. 

4. Αυτοί που δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρί- 
σκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν 
γνώση των συμμετασχόντων στον Οργανισμό καθώς επίσης και των 
τιμών που προσφέρθηκαν, στην περίπτωση που ο διαγωνισμός έγινε 
με κριτήριο την χαμηλότερη μόνο τιμή. 

5. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελλος του δια¬ 
γωνισμού, μαζί με τους σφραγισμένους φακέλλους που περιέχουν τα 
οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται με απόδειξη σε 
υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι σφραγι¬ 
σμένοι φάκελλοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά 
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών, στοιχείων αυτών, 
επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στο παρα¬ 
πάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ημερο¬ 
μηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη η πρόσκληση 
και όταν το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη μόνο τιμή. 


ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. Για όσες 
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επι- 
στρέφονται. Εφ’ όσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι 
αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι σφραγισμένοι φάκελλοι με 
τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σ’ αυτό. 

Άρθρο 22 

Αξιολόγηση προσφορών 

1. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τε¬ 
λική επιλογή του προμηθευτή (μόνο χαμηλότερη τιμή ή συμφερό- 
τερη προσφορά), καθορίζεται κατά τη διαδικασία ένταξης των ειδών 
στο ΕΠΠ και έγκριση αυτού. 

2. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυ¬ 
ρίως τα παρακάτω στοιχεία: 

α) 'Οταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι 
μόνο η χαμηλότερη τιμή. 

Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προ¬ 
διαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. 

0 ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε 
προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, 
για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. 

Κάθε άλλο, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου ουσιώδες στοιχείο από το 
οποίο εξασφαλίζεται η καλή εκτέλεση της προμήθειας του υλικού. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η 
προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνι¬ 
κές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει 
την χαμηλότερη τιμή σύγκρισης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές 
με την αυτή ακριβώς τιμή σύγκρισης και είναι σύμφωνες με τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρό¬ 
σκλησης. 

β. 'Οταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο, είναι η 
συμφερότερη προσφορά. 

Η τιμή. 

Ο χρόνος παράδοσης των υλικών. 

Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης. 

Η τεχνική αξία και η αποδοτικότητα των υλικών με βάση τις τε¬ 
χνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Η απαιτούμενη ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, ειδικότητα και ο 
απαιτούμενος εξοπλισμός του προμηθευτή. 

Οι όροι πληρωμής. 

Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όπου 
απαιτούνται. 

Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης. 

Η εξυπηρέτηση (δετνΐοε) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια 
εκ μέρους του προμηθευτή. 

Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη 
χρησιμοποιείται από την £ΡΤ - ΑΕ. 

Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού. 

Η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. 

Η σχέση κόστους - αποδοτικότητας ή και άλλα στοιχεία ανάλογα 
με τη φύση των υπό προμήθεια υλικών ή και των ιδιαιτέρων ανα¬ 
γκών της ΕΡΤ - Α.Ε. 

Κάθε άλλο στοιχείο, κατά τη κρίση του αρμοδίου οργάνου. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προ¬ 
διαγραφών της διακήρυξης και της πρόσκλησης προμηθευτή, του 
οποίου η προμήθεια κρίθηκε με τα παραπάνω στοιχεία ως η πλέον 
συμφέρουσα. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την πα¬ 
ραπάνω αξιολόγηση δίνουν το αυτό αποτέλεσμα. 

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται 
μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζό¬ 
μενους στις τεχνικές προδιαγραφές και της διακήρυξης ουσιώδεις 
όρους και με βάση την παρακάτω διαδικασία: 

Τα προαναφερόμενα στοιχεία εκτός από την τιμή, τους όρους 
πληρωμής καθώς και το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συ¬ 
ντήρησης όπου απαιτείται κατατάσσονται στις ομάδες: 

(1) Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας, όπου περι¬ 
λαμβάνονται η ποιότητά τους με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές 
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της διακήρυξης, η τεχνική αξία και η αποδοτικότητα τους με βάση 
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, η απαιτούμενη ιδιαίτερη 
ικανότητα, πείρα, ειδικότητα και ο απαιτοϋμενος εξοπλισμός του 
προμηθευτή, τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλι¬ 
κού, και η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που 
ήδη χρησιμοποιείται από την ΕΡΤ - ΑΕ. 

(2) Ο χρόνος παράδοσης, στοιχεία τεχνικής υποστήριξης, εξυπη¬ 
ρέτησης (δβΓνϊοβ) και ανταλλακτικών, όπου περιλαμβάνονται η πα¬ 
ρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, η εξυπηρέτηση (5βΓνϊοε)μετά 
την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή. 

(3) Στοιχεία μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Σε περί¬ 
πτωση που η ΕΡΤ - ΑΕ επιλέγει εκτός των παραπάνω και άλλα 
στοιχεία αυτά κατατάσσονται κατά περίπτωση στις παραπάνω ομά¬ 
δες. 

Για τις παραπάνω ομάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας, που 
μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστό επί τοις εκατόν 50,30 και 30, 
για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άθροισμα των ποσοστών αυτών 
ανέρχεται σε 100. 

Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επί μέρους στοιχεία των 
ομάδων. Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας καθορίζεται σε 50 
βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτή¬ 
σεις της διακήρυξης, η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι βαθμούς 
60 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακή¬ 
ρυξης. Η αύξηση στους 60 βαθμούς πρέπει να προκύπτει από αύ¬ 
ξηση όλων των επί μέρους στοιχείων της ομάδας. Η παραπάνω βαθ¬ 
μολογία μειώνονται μέχρι βαθμούς 40 στις περιπτώσεις που δεν κα¬ 
λύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό την προϋπό¬ 
θεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. Η μείωση στους 
40 βαθμούς πρέπει να προκύπτει από μείωση όλων των επί μέρους 
στοιχείων της ομάδας, η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας σταθμί¬ 
ζεται με τον συντελεστή βαρύτητας της ομάδας. Συμφερότερη προ¬ 
σφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο αθροίσμα¬ 
τος των σταθμισμένων βαθμολογιών προς την ανηγμένη, όπου 
απαιτείται, τιμή προσφοράς. Για τη διαμόρφωση της ανηγμένης τι¬ 
μής λαμβάνονται υπόψη η τιμή προσφοράς, το ποσοστό προστασίας 
επαρχιακής βιομηχανίας, το ποσοστό προτίμησης εγχώριας βιομη¬ 
χανίας και όταν από τη διακήρυξη καθορίζονται οι όροι πληρωμής 
και το κόστός εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης. Το ποσο¬ 
στό προτίμησης επαρχιακής και εγχώριας βιομηχανίας υπολογίζε¬ 
ται επί της τιμής προσφοράς. Η ΕΡΓ - Α.Ε. καθορίζει τα στοιχεία 
που απαρτίζουν τις ομάδες, τους συντελεστές βαρύτητας και τη βαθ¬ 
μολογία των στοιχείων που αναφέρονται απαραίτητα στη διακή- 

Ρ υξη · Λ , 

3. Εκτός από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 στοιχεία, λαμ- 

βάνονται υπόψη και τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος. 

4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι 
υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη 
γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμά¬ 
των του διαγωνισμού οργάνου. 

5. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου 
για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμό οργάνου, 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της ιακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Αντίθετα δε απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες απο¬ 
κλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 

Άρθρο 23. 

Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού. 

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δίαγο νι- 
σμού όργανο, με γνωμοδότηση του, μπορεί να προτείνει: 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 
μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό,, που θα καθορίζεται 
στη διακήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% 
στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση 
μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας 
κάτω του καθοριζομένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται 
προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανά¬ 
ληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδια¬ 
γραφών. 


γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευ¬ 
θείας ανάθεση της προμήθειας του υλικού. 

δ. Συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων 
προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων, και των τεχνικών προ¬ 
διαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης. 

ε. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκει¬ 
ται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες 
ή ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, 
για την επιλογή του προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό 
ο προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση. 

στ. Ματαίωση της προμήθειας. 

Άρθρο 24. 

Συνέχιση διαγωνισμού. 

1. Όταν ο διαγωνισμός αποτύχει η κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα 
του και η προμήθεια κρίνεται επείγουσα, ο διαγωνισμός μπορεί να 
συνεχισθεί με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών από τους αρ¬ 
χικά συμμετέχοντες, οι οποίοι αξιολογήθηκαν, χωρίς τροποποίηση 
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 

2. Για τήν συνέχιση του διαγωνισμού απαιτείται απόφαση του αρ¬ 
μόδιου οργάνου, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου για την αξιολό¬ 
γηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Με την από¬ 
φαση αυτή καθορίζεται και η ημερομηνία και ώρα της συνέχισης του 
διαγωνισμού που γίνεται ενώπιον του παραπάνω οργάνου. 

Άρθρο 25. 

Αποτελέσματα διαγωνισμού. 

1. Η υπηρεσία κεδίδει απόφαση για τα αποτελέσματα του διαγωνι¬ 
σμού. Η απόφαση αναφέρεται σε κατακύρωση μερική ή ολική σε ένα 
ή περισσότερους διαγωνιζόμενους ή σε επανάληψη ή σε ακύρωση του 
διαγωνισμού αν οι προσφορές κριθούν ασύμφορες για την ΕΡΤ - ΑΕ. 

2. Όλες οι αποφάσεις κατακύρωσης, ακύρωσης ή επανάληψης 
διαγωνισμών πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Οι αποφάσεις αυτές 
αφορούν την ΕΡΤ - ΑΕ και δεν δημιουργούν υποχρεώσεις ή δεσμεύ¬ 
σεις προς τρίτους. 

«3. Η κατακυρωτική απόφαση πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα ου¬ 
σιαστικά στοιχεία της προμήθειας όπως: 

- συγκρότηση υλικού 

- ποσότητα 

- τίμημα (καθαρή αξία) 

- Φ.Π.Α. 

- άλλες κρατήσεις ή επιβαρύνσεις 

- τρόπος παράδοσης (ελεύθερο, ΡΟΒ 0ΙΓ, 0+Γ κ.λ.π.) 

- τρόπος παράδοσης και χρονοδιάγραμμα παράδοσης για τμημα¬ 
τικές παραδόσεις 

- χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας 

- τρόπος πληρωμής 

- κωδικό και πίστωση προϋπολογισμού 

- κωδικό και πίστωση Ε.Π.Π. 

- έγκριση Ελληνικών αρχών η παροχή απολογιστικών μόνο στοι¬ 
χείων σε αυτές, σε όσες περιπτώσεις επιβάλλεται αυτό από την Ελ¬ 
ληνική νομοθεσία. 

Άρθρο 26. 

Ανακοίνωση Κατακύρωσης - Ανάθεσης. 

1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση η ανάθεση 
προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία. 

- Το είδος 

- Την ποσότητα 

- Την τιμή 

δ. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους 
της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροπο¬ 
ποιήσεις των όρων τούτων. 

ε. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης όπου τούτο απαι¬ 
τείται. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία της απόφασης 
αυτής, είναι άκυρη. 

στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

2. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προ¬ 
μήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 
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ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης αυτής, ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για 
την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση 
όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται 
μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοί¬ 
νωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης 
των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγε¬ 
λίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν 
από τη λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παρα¬ 
πάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημε¬ 
ρομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

3. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμη¬ 
θευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, 
εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγρά¬ 
φημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση 
που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα 
πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον 
ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύ¬ 
ηση συμμετοχής παραμένιε σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κα¬ 
τάθεση και αποδοχή της εγγυητικής καλής εκτέλεσης. 

4. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προ- 
σήλθε να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με από¬ 
φαση του αρμόδιου οργάνου, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας 
που διενεργεί την προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
36 του παρόντος. 

Άρθρο 27. 

Συμβάσεις. 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται 
από την Υπηρεσία η σετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα 
δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

2. η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και 
τουλάχιστον τα εξής: 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης, 
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη, 
γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα, 
δ. Την τιμή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

1. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμματος, εφόσον 
προβλέπεται αναπροσαρμογή. 

3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο 
οποίο τούτο στηρίζεται όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κα¬ 
τακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρο¬ 
μών. 

4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβα¬ 
τικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν σωρευ- 
τικά τα ακόλουθα: 

α) παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδό¬ 
θηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, 
κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα 
που παραδόθηκε. 

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προη¬ 
γουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις 
και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές 
εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

Άρθρο 28. ·., - 

Εγγυήσεις 

1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, 
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντας για ποσό 


που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθεί- 
σης δαπάνης εκτός αν ορίζεται διαφορετικό ποσοστό στην διακήρυξη 
ή την πρόσκληση. Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο μισό όταν η προ¬ 
σφορά υποβάλλεται από ΜΜΕ ή τις ενώσεις τους, παραγωγικούς 
αστικούς συνεταιρισμούς ή τις ενώσεις τους, ενώσεις ΜΜΕ και πα¬ 
ραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, καθώς και ενώσεις προμη¬ 
θευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ. Το ίδιο ισχύει και όταν η προ¬ 
σφορά υποβάλλεται από ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται 
από ΜΜΕ η παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες με¬ 
τέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε μεγα¬ 
λύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα με την 
προϋπόθεση ότι οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους 
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό 
μεγαλύτερο από 50% της τιμής προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή 
απαιτείται η προσκόμιση μαζί με την προσφορά ή μέσα σε 15 ημέρες 
το αργότρο από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού πιστο¬ 
ποιητικού σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ. 

β. Όταν ο διαγωνισμός αφορά διάφορα υλικά και επιτρέπεται από 
την διακήρυξη η προσφορά μερικών απ, αυτά, γίνεται δεκτή προ¬ 
σφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπ- 
πόμενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφερομένων υλικών, αρκεί 
αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου 
αριθμού υλικών που προβλέπεται από την διακήρυξη η δε κατακύ¬ 
ρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση. 

γ. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπό¬ 
μενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύ¬ 
ηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%. 

δ. Εγγύηση δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό, 
ε) Εγγύηση μπορεί να ζητηθεί και στην περίπτωση αντιμετώπι¬ 
σης προμήθειας με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης. 

στ. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον 
οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά 
την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυ¬ 
ήσεις των λοιπών προμηθειών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό 
επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοί¬ 
νωσης κατακύρωσης ή ανάθεσης. 

ζ). Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που .τις εκδίδει και τον 
τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν και 
τα ακόλουθα: 

1) Την ημερομηνία έκδοσης 

2) Τον εκδότη 

3) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται 

4) Τον αριθμό της εγγύησης 

5) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση 

6) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ 
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

7) Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και το 
προς προμήθεια υλικά. 

δ) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 

9) 'Οτι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της υπηρε¬ 
σίας που έχει συνάψει τη σύμβαση και άτι θα καταβληθεί ολικά ή με¬ 
ρικά χωρίς καμμιά από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) 
ημέρες από απλής εγγραφής ειδοποίησης. 

10) . Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της 
κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση 
πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου 
της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη). 

12) . 'Οτι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην 
παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 
υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξη 
της εγγύησης. 

η. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά το 
ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβά- 
νονται υπόψη. 

2. Εγγύηση καλής , εκτέλεσης της σύμβασης. 

α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, 
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υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης, το ύφος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συ¬ 
νολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. εκτός αν ορίζεται δια¬ 
φορετικά στην διακήρυξη ή την πρόσκληση. 

β. Εγγύηση δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό. 

γ. η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβα- 
σης. 

δ. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον 
τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν κάι 
τα ακόλουθα: 

(1) . Την ημερομηνία έκδοσης. 

(2) . Τον εκδότη 

(3) . Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

(4) . Τον αριθμό της εγγύησης. 

(5) . Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 

(6) . Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ 
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

(7) . Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια 
υλικά. 

(8) . Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 

(9) .Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της υπηρε¬ 
σίας που έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή με¬ 
ρικά χωρίς καμμιά από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) 
ημέρες από απλής έγγραφης ειδοποίησης. 

(10) . Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της 
κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

(11) · Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (ο χρόνος 
ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβα¬ 
τικό χρόνο οριστικής παραλαβής, κατά τον χρόνο που με βάση τη 
σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει οριστικά τα υλικά, 
πλέον δύο (2) μήνες. 

(12) . Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην 
παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 
υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης 
της εγγύησης. 

3. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιο¬ 
τική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυ¬ 
χόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που 
το υλικό είναι διαιρετό και η απράδοση γίνεται σύμφωνα με τη σύμ¬ 
βαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμέυεται σταδιακά, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, κατά ποσόν που αναλογεί στην 
αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο 
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκ¬ 
πρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται 
μετά από οιντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρή¬ 
σεων και του εκπροθέσμου. 

3. Η εγγύηση προκαταβολής. 

α. Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον προβλέπεται απ’ 
αυτήν, χορηγείται στον προμηθευτή προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 
50% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Υπέρβαση του 
παραπάνω ποσοστού επιτρέπεται μόνο με απόφαση του αρμόδιου ορ¬ 
γάνου. Η προκαταβολή χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης 
που θα περιλαμβάνει και όρο ότι καλύπτει και την καταβολή τόκων 
επί του ποσού της προκαταβολής, σε περίπτωση εκπρόθεσμης παρά¬ 
δοσης ή μη παράδοσης υλικού. 

β. Οι εγγυήσεις, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και 
τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν 
και τα ακόλουθα: 

(1) . Την ημερομηνία έκδοσης. 

(2) . Τον εκδότη. 

(3) . Την υπηρεσία προς την οποία απεθύνεται.' 

(4) Τον αριθμό της εγγύησης. 

(5) . Τον ποσόν που καλύπτει η εγγύηση και με τη ρήτρα ότι καλύ¬ 
πτονται και τόκοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 36 
του παρόντος κανονισμού. 

6). Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ 
τού οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

(7). Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια 


υλικά. 

(8) . Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παρατείνεται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζή¬ 
σεως. 

(9) . Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της υπηρε¬ 
σίας που έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή με¬ 
ρικά χωρίς καμιά από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) 
ημέρες από απλής έγγραφης ειδοποίησης. 

(10) . Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της 
κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

(11). Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (ο χρόνος 
ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβα¬ 
τικό χρόνο οριστικής παραλαβής κατά τον χρόνο που με βάση τη 
σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει οριστικά τα υλικά, 
πλέον δύο (2) μήνες. 

(12). ’Οτι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην 
παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 
αρμόδιας υπηρεσίας. 

γ) Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιο¬ 
τική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυ¬ 
χόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που 
το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμ¬ 
βαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά κατά ποσόν 
που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλή¬ 
φθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται πα¬ 
ρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω στα¬ 
διακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προ¬ 
βλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμ¬ 
βάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων 
των μελών της ένωσης. 

5. Στις περιπτώσεις που από τη διακήρυξη προβλέπονται εγγύ¬ 
ηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης, ο προμηθευτής υποχρεούται 
να καταθέσει χρηματική εγγύηση, πριν από την έναρξη του χρόνου 
καλής λειτουργίας ή διατήρησης, η αξία της οποίας καθορίζεται στη 
διακήρυξη. Η εγγύηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει όρους όπως της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει 
να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λει¬ 
τουργίας ή διατήρησης κατά τρεις (3) μήνες. 

6. Οι εγγυήσεις υποχρεωτικά συντάσσονται στην Ελληνική 
γλώσσα και εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά 
πρόσωπα που έχουν κατά νόμον το δικαίωμα αυτό και λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα. 

7. Έντοκα γραμμάτια δημοσίου. 

α) Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου γίνονται δε¬ 
κτοί στην ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στους δια¬ 
γωνισμούς. 

β) Σε περίπτωση που συντρέξουν οι οριζόμενες από τον παρόντα 
Κανονισμό περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, γί¬ 
νεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου στην αξία 
που αντιπροσωπεύουν κατά τον χρόνο της εκποίησής τους. 

γ) Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου γίνεται 
με παραλαβή τούτων από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρό¬ 
σωπό του με την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής. 

8. Ως εγγύηση γίνεται δεκτή, σε κάθε περίπτωση, η κατάθεση του 
ανάλογου κάθε φορά ποσού στο Ταμείο της ΕΡΤ-ΑΕ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ- 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
"Αρθρο 29 

Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών 

1.0 προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα 
χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 

2. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί με από¬ 
φαση του αρμόδιου οργάνου μετά από εισήγηση της υπηρεσίας που 
διενεργεί την προμήθεια, να παρατείνεται μέχρι το ένα τέταρτο (1/4) 
αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται 
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. 
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Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης 
δεν είναι μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με 
απόφαση του αρμόδιου οργάνου, ύστερα από εισήγηση της υπηρε¬ 
σίας που διενεργεί την προμήθεια να παρατείνεται μέχρι το ένα δεύ¬ 
τερο (V») αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήμα¬ 
τος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, 
δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1 /8 ολόκληρου του συμβατι¬ 
κού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - πα¬ 
ράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλα¬ 
βής» μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με αιτηθείσα παρά¬ 
ταση, άσχετα εάν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. 
Ο προμηθευτής κυρήσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο 
συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης και δεν υποβλήθηκε 
έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανω¬ 
τέρω χρόνος χωρίς να παραδώσει το υλικό. 

3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που 
εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την 
επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προστίθεται να παρα- 
δώσει το υλικό, τουλάχιστον (5) πέντε εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

4. Μετά αν.ό κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής 
τούτων, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία 
αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης στον οποίο 
να αναφέρονται ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, ή ποστότητα και 
ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

5. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης, μπορεί με από¬ 
φαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που 
διενεργεί την προμήθεια, να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περί¬ 
πτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία 
εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις 
που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρω βία. Στις περιπτώσεις 
μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επι¬ 
βάλλονται κυρώσεις. 

Άρθρο 30 

Παραλαβή υλικών - χρόνος παραλαβής και έλεγχος υλικών 

Η παραλαβή των προμηθευομένων ειδών ανάλογα με την κατη¬ 
γορία, τον προορισμό, την χρησιμοποίηση, την αποθήκευση ή μη γί¬ 
νεται: 

α) Με δελτίο εισαγωγής που εκδίδεται αμέσως με την ποσοτική 
παραλαβή του υλικού στον τόπο παράδοσης, σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του Κ.Φ.Σ. 

β) Με βεβαίωση παραλαβής, εγκατάστασης ή παροχής υπηρε¬ 
σίας που εκδίδει η ενδιαφερόμενη υππηρεσία για υλικά και υπηρεσίες 
άμεσης ανάλωσης. 

γ) Η ποσοτική παραλαβή θα γίνεται από τα εξουσιοδοτημένα 
άτομα και όργανα στο συντομότερο χρονικό διάστημα. 

Ακολουθεί η ποιοτική παραλαβή, η οποία πρέπει να διενεργείται 
σε σύντομο χρονικό διάστημα από τα εξουσιοδοτημένα άτομα ή όρ¬ 
γανα. 

Σε μερικές περιπτώσεις ανάλογα με το είδος και τη φύση του υλι¬ 
κού μπορεί να γίνεται προσωρινή ποσοτική παραλαβή των υλικών ή 
οποία πρέπει να γίνει το αργότερο σε δύο μήνες από την παράδοση 
υλικού εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη ή τη σύμβαση. 

Η ΕΡΤ έχει δικαίωμα να διενεργήσει ποιοτικό έλεγχο στο εργο¬ 
στάσιο του προμηθευτή. 

Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή γίνεται στους χώ¬ 
ρους της ΕΡΤ ή τον τόπο εγκατάστασης, ανεξάρτητα από τον ποιο¬ 
τικό έλεγχο που έγινε. Η οριστική παραλαβή γίνεται το αργότερο ένα 
χρόνο μετά την προσωρινή παραλαβή. Σε μερικές περιπτώσεις κατά 
την κρίση της ΕΡΤ, ανάλογα με το είδος και τη δύση του υλικού η 
οριστική παραλαβή γίνεται και μετά από δύο χρόνια. 

Για κάθε παραλαβή τεχνολογικού κυρίως υλικού ορίζεται δμελής 
επιτροπή που τα μέλη της και οι αναπληρωματικοί τους, ορίζονται 
από την αρμόδια υπηρεσία και πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες 
για τον ποιοτικό έλεγχο γνώσεις. 

Η επιτροπή συντάσσει και υπογράφει πρωτόκολλο ποιοτικής πα¬ 
ραλαβής, που μπορεί να γίνεται και στο δελτίο εισαγωγής. 

Σε αντίθετη περίπτωση η επιτροπή προτείνει: 

1. Μερική ή γενική απόρριψη των υλικών. 

2. Αποδοχή των υλικών με μείωση του συμβατικού τμήματος. 


λόγω αποκλίσεων από τις προσδιαγραφές, εφόσον οι αποκλίσεις δεν 
δημιουργούν δυσχέρειες στη λειτουργικότητα του υλικού ή αυτές εί¬ 
ναι ασήμαντες. 

3) Βελτίωση κατά τις αποκλίσεις. Οι σχετικές δαπάνες βελτίωσης 
βαρύνουν τον'προμηθευτή. 

Η επιτροπή μπορεί να καλέσει τον προμήθευτή με έγγραφό της ή 
προφορικά να εκφέρει τις απόψεις του για τις αποκλίσεις, μέσα σε εύ¬ 
λογο χρονικό διάστημα. 

Όταν ο προμηθευτής αρνηθεί να προσέλθει, η επιτροπή προωθεί 
το πρακτικό με τις παρατηρήσεις στην αρμόδια για την προμήθεια 
υπηρεσία, προκειμένου να κινηθούν οι νόμιμες διαδικασίες που ισχύ¬ 
ουν στην ΕΡΤ - ΑΕ για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς 
από τη μη συμμόρφωση του προμηθευτή προς τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις. 

Άρθρο 31 

Ναύλωση - Ασφάλιση 

1. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με τον 
όρο παράδοσης ΕΟΒ - ΓΟΤ, η εκλογή του μεταφορικού μέσου γίνε¬ 
ται με μέριμνα και δαπάνη του αγοραστή. Ο προμηθευτής μετά την 
υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να ζητήσει από τον αγοραστή 
έγγραφες οδηγίες σχετικά με τη μεταφορά του υλικού. Στις άλλες 
περιπτώσεις η εκλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και 
δαπάνη του προμηθευτή με τους εξής περιορισμούς: 

α) Δεν επιτρέπεται η μεταμόρφωση σε ενδιάμεσους σταθμούς ή λι¬ 
μάνια, χωρίς ιδική έγκριση του αγοραστή. 

β) Εφόσον το μεταφορικό μέσο είναι πλοίο, τούτο υπόκειται στους 
όρους συμφωνίες της ΟΕΑδδΙΕΙΟΑΤΙΟΝ ΟΕΑΙΙδΕδ. 

Επίσης η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη και όχι στο κατά¬ 
στρωμα του πλοίου εκτός των περιπτώσεων εκείνων που δοθεί ει¬ 
δική άδεια από τον αγοραστή. Τυχόν επασφάλιστρα λόγω ηλικίας 
του πλοίου, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, βαρύνουν τον προμη¬ 
θευτή, όταν η προμήθεια γίνεται με τον όρο παράδοσης 0 + Ε. 

2. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με όρο 
που η ασφάλιση γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, 
αυτή ανατίθεται σε ασφαλιστική εταιρεία και καλύπτει κινδύνους επι¬ 
λογής του αγοραστή, ανάλογα με την φύση του εμπορεύματος, τα 
περιστατικά του ταξιδιού, τη συσκευασία και λοιπούς συναφείς παρά¬ 
γοντες οι οποίοι θα ορίζονται στη σχετική σύμβαση. Εκτός από τους 
παραπάνω κινδύνους, καλύπτονται και κίνδυνοι όπως πολέμου, 
απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών, όπως αυτοί ορίζονται στις 
ρήτρες του ινστιτούτου των ασφαλιστών Λονδίνου που ισχύουν κάθε 
φορά. 

3. Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεων η έναρξη και η λήξη των 
ασφαλιζομένων κινδύνων μεταφοράς θα γίνεται σύμφωνα με την ρή¬ 
τρα από αποθήκη σε αποθήκη (ΨΑΚΕΗΟΙΙδΕ ΤΟ ΙΥΑΚΕΗΟυδΕ) 
περιλαμβανομένης και της παραμονής των εμπορευμάτων στους τε¬ 
λωνειακούς χώρους ή άλλες αποθήκες ΤΚΑΝδίΤΟ του τόπου προο¬ 
ρισμού των υλικών, για 45 ημέρες από την άφιξή τους. 

4. Η ασφάλιση καλύπτει την αξία 01Γ του εμπορεύματος πλέον 

10 %. 

Άρθρο 32 

Ανακοίνωση φόρτωσης 

1. Ο προμηθευτής αμέσως μετά τη φόρτωση των υλικών, υπο- 
χρεούται να γνωστοποιήσει στον αγοραστή, με τηλεγράφημα ή τηλε¬ 
τύπημα, τα στοιχεία φόρτωσης στα οποία να περιλαμβάνονται του¬ 
λάχιστον: 

α. Ο αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πίστωσης της Τρά¬ 
πεζας της Ελλάδας, αν υπάρχει. 

β. Σε περίπτωση που η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το όνομα 
του πλοίου, η εθνικότητά του και η σημαία του. 

γ. Ο αριθμός των κιβωτίων, τα επ’ αυτών σημεία και αριθμοί, 
καθώς και η φορτωθείσα ποσότητα και το βάρος (μικρό- 
καθαρό). 

δ. Ημερομηνία φόρτωσης. 

ε. Η πιθανή ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου στον τόπο 
προορισμού. 

2. Εάν ο προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλει 
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το παραπάνω τηλεγράφημα η τηλέτυπο, βαρύνεται με τυχόν έξοδα 
υπερημεριών και παραμονής σε τελωνειακούς χώρους ή χώρους 
ΤΚΑΝ8ΙΤΟ των συμβατικών υλικών, από την επομένη της άφιξης 
του μεταφορικού μέσου μέχρι την παραλαβή τους. 

Άρθρο 33 

Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό 

1. "Οταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό, πριν απο τη φόρ- 
τωση τούτων ή κατά το στάδιο κατασκευής τους, η ΕΡΤ-ΑΕ μπορεί 
να αναθέσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, τον 
ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο σε διαθνές γραφείο ελέγχου. Στην πε¬ 
ρίπτωση, αυτή η οριστική παραλαβή του υλικού γίνεται στην Ελ¬ 
λάδα από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τα οριζό¬ 
μενα από την σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις. Εάν τα αποτελέ¬ 
σματα του ελέγχου της επιτροπής παραλαβής διαφέρουν από εκείνα 
του διεθνούς γραφείου ελέγχου το γραφείο τούτο υποχρεούται να κα¬ 
λύψει κάθε σχετική ζημία που προέκυψε για την ΕΡΤ-ΑΕ. 

2. Έναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο προμηθευτής έχει τις 
εξής υποχρεώσεις: 

α. Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργατοτεχνικό 
προσωπικό για μετακίνηση, μετατόπιση, στοιβασία κλπ. του προς 
έλεγχο υλικού. 

β. Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητάς του προς 
έλεγχο υλικού όσα τεχνικά μέσα έχει στη διάθεσή του. 

γ. Να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία, 
άλλως βαρύνεται με τα πρόσθετα έξοδα του ελέγχου. 

δ. Να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του διεθνούς γραφείου ελέγ¬ 
χου, σχετικά με την πορεία εκτέλεσης της παραγγελίας. 

ε. Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών του διεθνούς γραφείου 
ελέγχου, ο προμηθευτής βαρύνεται με τα έξοδα που θα προκόψουν 
από τον απαιτούμενο δεύτερο έλεγχο ή ελέγχους. 

ζ. Εάν δεν προσέλθει έγκαιρα το διεθνές γραφείο ελέγχου για τον 
έλεγχο του υλικού, ο προμηθευτής υποχρεούται να απευθυνθεί στην 
αρμόδια υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, για να προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες. 

4. Η αξία των διεγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικού, όπου 
τούτο απαιτείται, κατά τον έλεγχο στο εξωτερικό, βαρύνει τον προ¬ 
μηθευτή. 

5. Το διεθνές γραφείο ελέγχου υποχρεούται: 

α. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το υλικό 
δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης, να μην εκδόσει το 
πιστοποιητικό ελέγχου, αλλά να ενημερώσει αμέσως τον αγοραστή 
προκειμένου να λάβει οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειές του. 

β. Να αποκαταστήσει κάθε ζημία που θα προκόψει σε βάρος του 
αγοραστή από καθυστέρηση έκδοσης του πιστοποιητικού ελέγχου, ή 
από έκδοση πιστοποιητικού με εσφαλμένα στοιχεία. 

6. Η ΕΡΤ-ΑΕ αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο 
ελέγχου, μπορεί να αποστείλει επιτροπή από εξειδικευμένους υπαλ¬ 
λήλους της ΕΡΤ-ΑΕ ή του δημόσιου τομέα, για τη διενέργεια του 
ελέγχου στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή συντάσσει 
και υποβάλλει στην ΕΡΤ-ΑΕ πρακτικό του διενεργηθέντος ελέγχου. 

Οι υποχρεώσεις του προμηθευτή έναντι της επιτροπής είναι ίδιες 
με εκείνες προς το διεθνές γραφείο ελέγχου. 

Άρθρο 34 

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση - παράδοση 

1. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί-παραδοθεί ή αντικατα- 
σταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με 
τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης χρόνου της παράτασης που χορη¬ 
γήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 29 το υπαρόντος, επιβάλλονται, 
εκτός των τυχόν προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων και 
πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: 

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που 
δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 
29 του παρόντος χρόνου παράτασης, 2,5% επί της συμβατικής 
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προ¬ 
κύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 

β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2,5% επί 


της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθε¬ 
σμα. 

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογί¬ 
ζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που τα υλικά που παραδόθη¬ 
καν εκπρόθεσμα επηρεάζουν την χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμ¬ 
βατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, πα¬ 
ρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την 
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του σε βάρος του διαγω- 
νιμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση 
ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την 
ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. 
Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα και στην προη¬ 
γούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο δια¬ 
γωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών. 

4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρη¬ 
σης, φόρτωσης - παράδοσης ή αντικατάστασης, με απόφαση του αρ¬ 
μόδιου οργάνου, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας για την προμή¬ 
θεια υπηρεσίας, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν 
του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών για τον οποίο 
δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος 
φόρτωσης-παράδοσης. 

5. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το 
προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο καταλογίζεται σε βάρος 
του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής που υπολογίζεται 
από την επόμενη της λήξης του συμβατικού ή του μετατεθέντος χρό¬ 
νου παράδοσης μέχρι της προσκόμισης του συμβατικού υλικού, με το 
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου από δικαιο- 
πραξία. 

6. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων της προκαταβολής 
γίνεται με παρακράτηση απο το λαβείν του προμηθευτή ή σε περί¬ 
πτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο 
προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

7. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι 
επιβάλλονται εις ολόκληρο-σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

Άρθρο 35 

Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της 
συμβατικής ποσότητας τως υλικών, με απόφαση του αρμόδιου ορ¬ 
γάνου, ύστερα από εισήγηση της επιτροπής που διενεργεί την προ¬ 
μήθεια, μπορεί να εγκρίνεται η αντικατάστασή της με άλλη που να 
είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθε¬ 
σμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρό¬ 
νου ή του 1/2 αυτού όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτε¬ 
ρος των 30 ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται 
μετά τη λήξη του, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και 
υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμη¬ 
θευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρό¬ 
νος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειτα στις προβλεπόμενες κυρώ¬ 
σεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία 20 ημερών από 
την κοινοποίησή της για την παραλαβή των απορριφθέντων υλικών. 
Εάν η παραλαβή γίνεται μετά την παρέλευση των 5 πρώτων ημερών 
επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης 
συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα 
απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση παρά¬ 
δοσης των υλικών και των υπόλοιπων τμηματικών παραδόσεων. 

Επίσης δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των υλικών για τα 
οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης ή 
τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοση τούτων. Το παραπάνω 
πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την 
παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα υλικά 
πέραν του προστίμου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά 
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την κρίση της ΕΡΤ-ΑΕ σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την 
προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή λη- 
φθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να 
παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και 'αντικαταστάθηκε 
μέσα σε είκοσι ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής 
της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα 
από αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε 
(5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσο¬ 
στό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. 
Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που τυχόν χορηγη¬ 
θεί και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσόσητα, η 
ΕΡΤ-ΑΕ μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσό¬ 
τητας αυτής, κατά τα ισχύοντα. 

3. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από είσηγηση της 
αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, μπορεί να εγκριθεί 
η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν 
από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση 0 προμηθευτής να 
καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την τυχόν καταβλη- 
θείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

Άρθρο 36 

Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου 

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που 
του ορίστηκε, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υπο¬ 
χρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο 
όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με από¬ 
φαση του αρμόδιου οργάνου, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας 
που διενεργεί την προμήθεια. 

2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεω¬ 
τικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που 
απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέ¬ 
στησε τα συμβατικά υλικά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρονο 
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρ¬ 
θρο 20 του παρόντος. 

3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύ¬ 
ρωση η ανάθεση ή τη σύμβαση, όταν: 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παρα¬ 
δόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη της ΕΡΤ-ΑΕ. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμ¬ 
βαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού 
μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνι¬ 
σμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση 
ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή. 

5. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύ¬ 
ρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αρμόδιου 
οργάνου ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διενεργεί την προ¬ 
μήθεια, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής 
εκτέλεησης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 

β. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε 
από τους οπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στο διαγω¬ 
νισμό ή είχαν κληθεί για απευθείας άναθεση, είτε με διενέργεια δια¬ 
γωνισμού, είτε με απευθείας αγορά, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 3 παρ. 2 του παρόντος. Κάθε άμεσα ή έμμεση προκαλού- 
μενη ζημία της ΕΡΤ-ΑΕ ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, κα¬ 
ταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή, ο καταλογισμός 
αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται 
νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περί¬ 
πτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζομένου ποσού γίνεται με 
βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου και με 
βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

γ. Προσωρινός η διαρκής αποκλεισμός του προμηθευτή από τις 
προμήθειες της ΕΡΤ-ΑΕ. 

δ. Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της 
αξίας των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν, του δό¬ 
θηκε το δικαίωμα να παραδώσει τελικά μέχρι την προηγούμενη της 


ημερομηνίας διενέργεις του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά 
έκανε ή οχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή 
έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 34 του 
παρόντος. 

ε. Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε 
στον έκπτωτο από τη σύμβαση προμηθευτή, είτε από ποσόν που τυ¬ 
χόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, 
είτε με κατάππτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός 
των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής 
από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης τής απόφασης 
κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όρι επι¬ 
τοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και 
μέχρι της επιστροφής της με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερημερίας. 

6. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος γίνεται με τρο¬ 
ποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της 
ανάθεσης ήτης σύμβασης, αό τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά 
περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, 
λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροπο¬ 
ποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών η οποία, συμ¬ 
ψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 

Άρθρο 37 

Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά 
για πληρωμή προμηθευτή στο εσωτερικό 

1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή μπορεί να 
γίνει με έναν από τους παρκάτω τρόπους: 

α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την 
οριστική παραλαβή των υλικών. 

β. Με την χορήγηση προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% τηξ 
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. έναντι ισόποσης εγγύησης και το 
υπόλοιπο είτε με την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε με πλη¬ 
ρωμή ποσοστού 40% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. με 
την προσωρινή παραλαβή, έναντι ισόποσης εγγύησης και εξόφληση 
της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό Φ.Π.Α. μετά την 
οριστική παραλαβή των υλικών. 

γ. Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμβατικής 
αξίας ή για μέρος αυτής. - ~ ' 

δ. Με κάθε άλλο τρόπο που καθορίζεται απαραίτητα στη διακή¬ 
ρυξη. 

2. Στη διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυμητός τρόπος 
πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες. 

3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμημα¬ 
τικές παραδόσεις εφόσον προβλέπονται από τη σύμβαση. 

4. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή 
σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο απαδεικτικό 
προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη. 

β. Τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟ¬ 
ΦΛΗΘΗΚΕ. 

γ. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν 
φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 

δ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρ¬ 
μόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5. Στην περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει ότι η κατασκευή 
των υλικών ή μέρος αυτών θα γίνει σε επαρχιακή βιομηχανία ή βιο¬ 
τεχνία έκτος από τα παραπάνω δικαιολογητικά απαιτείται η προ¬ 
σκόμιση από τον προμηθευτή βεβαίωσης της δημόσιας οικονομικής 
υπηρεσίας του τόπου εγκατάστασης του συγκεκριμένου εργοστασίου 
που ορίζεται από την σύμβαση ότι τα υλικά κατασκευάστηκαν στο 
εργοστάσιο αυτό. Εφόσον η κατασκευή των υλικών ολικώς ή μερι¬ 
κώς δεν γίνεται σε εργοστάσιο του προμηθευτής αυτός θα προσκομί¬ 
σει επί πλέον αντίγραφο τιμολογίου του εργοστασίου που συμμετέχει 
στην διαμόρφωση του τελικού προϊόντος σύμφωνα με την σύμβαση, 
θεωρημένο από την αρμόδια οικονομική εφορία. Εάν ο προμηθευτής 
δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά αυτά ή εφόσον αυτά που προσκο¬ 
μιστούν δεν καλύπτουν ολόκληρο το προβλεπόμενο από τη σύμβαση 
ποσοστό ΠΕΒ, που λήφθηκε υπόψη κατά την ακιολόγηση των απο¬ 
τελεσμάτων του διαγωνισμού, θα εκπίπτει από το λαβείν του προμη¬ 
θευτή ολόκληρο ή το μέρος της ΠΕΒ κατά περίπτωση και τα του επι- 
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βάλλονται επιπλέον, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, ύστερα από 
εισήγηση της υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια και διοικητικές 
κυρώσεις (όπως χρηματικό πρόστιμο, αποκλεισμός από διαγωνι¬ 
σμούς). 

Άρθρο 38 

Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενη δικαιολογητικά 
για πληρωμή προμηθευτή στο εξωτερικό 

1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή μπορεί να 
γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

α) Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την 
οριστική παραλαβή των υλικών. 

β) Με την χορήγηση προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της 
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΓΪΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και το υπό¬ 
λοιπο είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε με πλη¬ 
ρωμή ποσοστού 40% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠ Α με την προ¬ 
σωρινή παραλαβή έναντι ισόποσης εγγύησης και εξόφλησης της 
υπόλοιπης συμβατικής αξίας με το συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική 
παραλαβή,, των υλικών. 

γ) Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμβατικής 
αξίας ή για μέρος αυτής. 

δ) Με κάθε άλλο τρόπο που καθορίζεται απαραίτητα στη διακή¬ 
ρυξη. 

2. Στη διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυμητός τρόπος 
πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες. 

3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμημα¬ 
τικές παραδόσεις εφόσον προβλέπονται από την σύμβαση. 

4. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή γίνεται 
μέσω της Τράπεζας Ελλάδος είτε με άνοιγμα ενέγγυας ανέκκλητης 
πίστωσης, είτε με έμβασμα. Στην περίπτωση που η πληρωμή γίνε¬ 
ται με άνοιγμα πίστωσης δεν χορηγείται προκαταβολή.· ’Οταν η 
πληρωμή γίνεται με έμβασμα χορηγείται προκαταβολή. 

5. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

α. Σε περίπτωση προμήθειας με παράδοση ΡΌΒ ή ΓΟΤ. 

(1) Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγματικής φόρτωσης στο όνομα 
της ΕΡΤ-ΑΕ ή σε διαταγή της, που να αναφέρουν ότι ο ναύλος πλη¬ 
ρώνεται στον τόπο προορισμού. 

(2) Πιστοποιητικό προέλευσης και κατασκευής των υλικών εις 
τριπλούν. 

(3) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις εξαπλούν, που θα φέρει την έν¬ 
δειξη ότι έχει εξοφληθεί. 

(4) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, στην περίπτωση που 
το τιμολόγιο δεν φέρει ένδειξη ότι εξοφλήθηκε. 

(5) Ζυγολόγιο ή μεταλόγιο, εις εξαπλούν. 

ν (6) Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί 
τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο ελέγχου ή πρακτικό, εάν αναθετεί 
ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή. 

(7) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 
στην Ελλάδα και αποδεικτικό παραλαβής του υλικού στην αποθήκη 
της ΕΡΤ-ΑΕ, εφόσον από την σύμβαση προβλέπεται η πληρωμή να 
γίνεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλι¬ 
κού στην Ελλάδα. 

(8) Αντίγραφο τηλεγραφήματος ή τηλετυπήματος του προμη¬ 
θευτή, με το οποίο να γνωρίζει στην υπηρεσία τα στοιχεία της φόρ¬ 
τωσης. 

β. Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης 0+Ε όλα 
τα παραπάνω δικαιολογητικά, με την διαφορά ότι η φορτωτική θα 
αναφέρει ότι ο ναύλος έχει πληρωθεί. 

γ) Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο 0ΙΓ. 

(1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για την περίπτωση 0+1". 

(2) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφάλισης ασφαλι¬ 
στικής εταιρείας που να καλύπτει τους κινδύνους που προβλέπονται 
στο άρθρο 31 του παρόντος. 

(3) Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων. 

δ) Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης «ελεύθε¬ 
ρον». ■·- 

(1) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 
στην Ελλάδα ή στην περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρη¬ 
μένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα 
με το άρθρο 30 του παρόντος. 


(2) Τιμολόγιο του προμηθευτή, που να φέρει την ένδειξη ΕΞΟ¬ 
ΦΛΗΘΗΚΕ. 

(3) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή εάν το τιμολόγιο δεν 
φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 

(4) Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί 
τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί 
ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή. 

6. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν 
και οποιοδήποτε άλλο. 

Άρθρο 39 

Δείγματα - Δειγματοληψία - Εργαστηριακές εξετάσεις 

Δείγματα και εργαστηριακές εξετάσεις αν είναι απαραίτητο θα 
προβλέπονται από την σχετική διακήρυξη και κατά τους όρους αυ¬ 
τής. 

Άρθρο 40 
Ανωτέρα βία 

1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολο¬ 
κλήρου τον προμηθευτή. 

2. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται 
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά 
που συνιστούν την ανωτέρα βία να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

3. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθε¬ 
σμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτού- 
μενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλε- 
σθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

Άρθρο 41 
Επίλυση διαφορών 

1. Για κάθε διαφορά που απορρέει με οποιοδήποτε τρόπο απο την 
διακήρυξη ή την σύμβαση προμήθειας αρμόδια είναι τα δικαστήρια 
των Αθηνών. 

2. Στην διακήρυξη ή σύμβαση, μπορεί να ορίζεται, για την επί¬ 
λυση διαφορών, αντί της προσφυγής στα Δικαστήρια η προσφυγή 
των συμβαλλομένων σε διαιτησία, που ορίζεται από την ισχύουσα 
κάθε φορά σχετική νομοθεσία. Οι αποφάσεις της διαιτησίας είναι 
υποχρεωτικές για τους συμβαλλομένους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 42 

Συγκρότηση συλλογικών οργάνων κλπ. 

1. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευ¬ 
θείας ανάθεσης προμηθειών της ΕΡΤ-ΑΕ γίνεται από επιτροπές. 

2. Οι επιτροπές συγκροτούνται με αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΡΤ-ΑΕ ή του Προέδρου - Δ/ντα Συμβούλου της, 
τροποποιούμενες από τα ίδια όργανα. 

3. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ-ΑΕ αυξομειώνονται τα προ- 
βλεπόμενα από τον παρόντα Κανονισμό χρηματικά όρια. 

4. Μέλη των Επιτροπών ορίζονται υπάλληλοι της ΕΡΤ-ΑΕ και σε 
ειδικές περιπτώσεις και τρίτοι με εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία. 

5. Οι Επιτροπές εισηγούνται πέραν των θεμάτων αξιολόγησης 
προσφορών και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των 
συμβάσεων, ή προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό. 

6. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται «αρμόδιο όργανο», 
αυτό είναι το Δ.Σ. της ΕΡΤ-ΑΕ ή το οριζόμενο από αυτό. 

7. Το Δ.Σ. δύναται με αποφάσεις του να μεταβιβάζει στον Πρόε¬ 
δρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΤ-ΑΕ τις αρμοδιότη- 
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τές του που έχει από τις διατάξεις του παρόντα Κανονισμού ή μέρος 
αυτών. 

Άρθρο 43 

Εγγύηση - Παραγραφή 

1. Η προθεσμία ευθύνης του προμηθευτή για ελαττώματα ή ελ¬ 
λείψεις που έχουν συνομολογηθεί ορίζεται από τη διακήρυξη ή τη 
σύμβαση. 

2. Ο χρόνος της προβλεπόμενης από τον Νόμο παραγραφής των 
αξιώσεων της ΕΡΤ-ΑΕ για αναστροφή ή μείωση το τιμήματος ή για 
αποζημίωση αρχίζει την επομένη της λήξης της προθεσμίας ευθύνης 
του προμηθευτή. 

Άρθρο 44 

Αποκλεισμός προμηθευτού 

Με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ-ΑΕ, ύστερα από εισήγηση της αρ¬ 
μόδιας Υπηρεσίας Προμηθειών, μπορεί να αποκλειστεί προμηθευτής 
από συγκεκριμένη προμήθεια ή από προμήθειες της ΕΡΤ-ΑΕ, σε πε¬ 
ρίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης προηγούμενης προμήθειας. 

Άρθρο 45 

Μητρώο Προμηθευτών 

Η ΕΡΤ-ΑΕ καταρτίζει μητρώο προμηθευτών για το σύνολο ή μέ¬ 
ρος των προμηθειών της. Το μητρώο των προμηθευτών περιλαμβά¬ 
νει: 

α. Οικονομικά στοιχεία των προμηθευτών και ιδιαίτερα εκείνα 
που έχουν σχέση με την επιχειρηματική δράση, το τεχνολογικό επί¬ 
πεδο, την αξιοπιστία, την φερεγγυότητα κλπ. 

β. Πίνακες κατ’ είδος προμηθευτών εσωτερικού και εξωτερικού ή 
άλλους πληροφοριακούς πίνακες για εσωτερική χρήση. 

γ. Πίνακα αναξιόπιστων προμηθευτών για ένα ή περισσότερα 
υλικά. 

δ. Πίνακες συμβάσεων προμηθειών για τους προμηθευτές που 
έχουν συνεργαστεί με την ΕΡΤ-ΑΕ. 

Άρθρο 46 

Αναθεώρηση αποφάσεων 

1. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν 
κυρώσεις σε βάρος του να υπαβάλλει αίτηση αναθεώρησης μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία (30) τριάντα ημερών, από την ημερομηνία 
της κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. 

2. Σχετικά με το αίτημα αναθεώρησης αποφασίζει το Δ.Σ. της 
ΕΡΤ-ΑΕ ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας προμη¬ 
θειών. 


Άρθρο 47 

Γενικοί όροι διαγωνισμών 

Οι γενικοί όροι που διέπουν τους διαγωνισμούς και τις προϋποθέ¬ 
σεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων καταρτίζονται σύμφωνα με 
τον Κανονισμό προμηθειών της ΕΡΤ-ΑΕ και τις αποφάσεις άλλων 
αρχών και εγκρίνονται από τα υπηρεσιακά όργανα που έχουν απο¬ 
φασιστική αρμοδιότητα. 

Άρθρο 48 

Εξαιρέσεις 

Από τον Κανονισμό προμηθειών εξαιρούνται ύστερα από έγκριση 
του Δ.Σ. της ΕΡΤ-ΑΕ: 

1. Προμήθειες που δεν εναρμονίζονται με κανόνες προμηθειών 
διεθνών οργανισμών, στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα ή η ΕΡΤ- 
ΑΕ. 

2. Προμήθειες της ΕΡΤ-ΑΕ ή που ενδιαφέρουν και την ΕΡΤ-ΑΕ, 
οι οποίες γίνονται από άλλες δημόσιες υπηρεσίες, στις οποίες αναθέ¬ 
τει το δικαίωμα αυτό ο ΕΡΤ-ΑΕ. 

3. Προμήθειες που διενεργούνται από κοινού με άλλες δημόσιες 
υπηρεσίες. 

Άρθρο 49 

Διαχωρισμός προμήθειας/εκτέλεσης έργου 

Προμήθειες που περιέχουν εκτέλεση έργου διενεργούνται σύμ¬ 
φωνα με τον Κανονισμό προμηθειών κατά το μέρος που αφορά την 
προμήθεια υλικού κα σύμφωνα με τον Κανονισμό εκτέλεσης έργων 
κατά το μέρος που αφορά το έργο. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου καθορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΡΤ-ΑΕ 
και τις σχετικές διακηρύξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 50 

Μεταβατικές διατάξεις 

Προμήθειες για τις οποίες έχει δημοσιευθεί διακήρυξη ή έχει υπο¬ 
γραφεί σύμβαση πριν την ισχύ του παρόντος εκτελούνται σύμφωνα 
με τους όρους αυτών. 

Άρθρο 51 

Ισχύς Κανονισμού προμηθειών 

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει μετά ένα μήνα από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 1992 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ 
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ΕΘΙΜΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 




Διεύθυνση 
Ταχ. Κώδικας 
ΤΕΙΕΧ 


Καποδιστρϊου 34 
104 32 

22.3211 ΥΡΕΤ ΘΗ 


Οι Υπηρεσίες του ΕΘΙΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

λειτουργούν καθημερινά από 8.00' έως 13.30’ 


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


* Πώληση ΦΕΚ Ολων των Τευχών Σολωμού 51 τπΑ.: 52.39.762 

•ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ : 52.48.188 

* Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141 

* Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Καποδιστρϊου 25 τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547 


* Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 
Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 


• Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 


Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: 


Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 60. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ.. 100, από 17 έως 24 δρχ. 120 
Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (δσέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 40 δρχ. 


Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531 


Η ετήσια συνδρομή είναι: 


α) Για το Τεύχος Α' 

Δρχ. 

13.000 

β) 

» 

» 

» 

Β' 

» 

23.000 

Υ) 

» 

» 

» 

Γ’ 

» 

7.000 

δ) 

» 

» 

» 

Δ' 

» 

22.000 

ε) 

» 

» 

» 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

» 

15.000 

στ) 

» 

» 

» 

Ν.Π.Δ.Δ. 

» 

7.000 

Ό 

» 

» 

» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

» 

4.000 

. η) 

» 

» 

» 

Δελτ. Εμπ.& Βιομ. Ιδ. 

» 

7.000 

θ) 

» 

» 

» 

Αν. Ειδικού Δικαστηρίου 

» 

2.000 

ι) 

» 

» 

» 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

» 

50.000 

ια) Για όλα τα Τεύχη 

» 

100.000 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512 


Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλο¬ 
βοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 

Δρχ. 650 

» 1.150 

» 350 

» 1.100 

» 750 

» 350 

» 200 

» 350 

» 100 

» 2.500 

» 5.000 


Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 





















